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COMUNE DI AMATRICE 



Provincia di Rieti 


VERB ALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 


N 17 delibera OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - Misura 322 - 

"Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - D.G.R. n. 366/2014 del 17 
giugno 2014 e ss.mm.ii. - recepimento del PROVVEDIMENTO DI 
Data 13-02-2015 CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 10/322/2014 del 30/12/2014 - 

accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni - ri- 
approvazione del progetto esecutivo. 


L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 12:45, nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 


PIROZZI SERGIO 

SINDACO 

P 

CARLONI GIANLUCA 

VICE SINDACO 

A 

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE 

ASSESSORE 

P 

CATENACCI PATRIZIA 

CONSIGLIERE DELEG. 

A 

PALOMBINI FILIPPO 

CONSIGLIERE DELEG. 

A 


Partecipano alia seduta i Consiglieri Delegati dal Sindaco senza facolta di voto 
Partecipa alia seduta il Segretario DOTT. SIMONE LODOVISI 

II Presidente Sig. SERGIO PIROZZI 
in qualita di SINDACO 

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alia trattazione 
deH’argomento di cui all’oggetto. 


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la Delibera di G.R. del Lazio n° 366 del 17.06.2014 con la quale si e disposto: 

- Di approvare il bando pubblico per l ’attuazione della Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento 
dei villaggi; 

che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte, ai sensi del 
bando pubblico approvato con la presente deliberazione, si applicano, per quanto non 
espressamente previsto nello stesso bando pubblico, le “Disposizioni per l ’attuazione delle 
misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio” approvate con DGR n. 412/2008 e 
successive modifiche e integrazioni. 

VISTO il bando pubblico afferente il PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 
2007/2013 ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05 MISURA 322 ‘‘Sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi ” 


VISTA la delibera di G.C. n° 144 del 26.08.2014 con la quale si e disposto: 

1. di approvare il progetto esecutivo, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il 
cronoprogramma dei lavori dell’ opera pubblica denominata “ PSR 2007/2013 - Misura 322 
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” per la riqualificazione con ripristino delle infrastrutture 
essenziali nei piccoli centri abitati di: Collecreta, Voceto e Villa S.S. Lorenzo e Flaviano ”, 
redatto dal Capo del IV Settore, Ufficio Tecnico “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio ”, Geom. 
Danilo Salvetta, recante il seguente 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Import o dei Lavori €. 11 7.809,30 

Di cui €. 8.000,00 per Oneri per la sicurezza 


B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Bl) Fornitura e posa in opera di arredo urbano 
B2) Spese consulenza tecnica 
B3) Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/06 
B4) I. V.A. al 22% suB2) 

B5) I.V.A. 10% su A)+B1) 


€. 117.809,30 


€. 7.775,98 
€. 4.000,00 
€. 2.356,19 
€. 880,00 
€. 12.558,53 


Totale Somme a Disposizione 


€ 27.490,70 


TOTALE PROGETTO 


€. 145.380,00 


2. di dichiarare che il Comune di Amatrice possiede il titolo di proprietci sugli immobili oggetto di 
intervento, essendo gli stessi s trade pubbliche ed annoverate,, pertanto, trai beni immobili del 
patrimonio immobiliare del’Ente; 

3. di assumersi gli impegni specificati nel MUD (Modello Unico di Domanda) e nel fascicolo di 
misura; 

4. di assumere a proprio carico il cofinanziamento dell ’intervento per la quota parte di propria 
competenza comprensiva dell’IVA afferente all’importo complessivo dell ’investimento richiesto, 
nella misura quindi di €. 13.438,53; 

5. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto non sussistono vincoli riconducibili ad 
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici; 

6. di dichiarare che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici; 

7. di dare atto del possesso dei requisiti richiesti, e piii dettagliatamente: 

a) che il Comune di Amatrice non si trova in stato di dissesto finanziario; 

b) che il Comune di Amatrice possiede il titolo di proprietci sugli immobili oggetto di 
intervento; 

c) il progetto che si approva con il presente provvedimento risulta immediatamente 
cantierabile; 



8. Di dichiarare che l ’opera e inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche approvato dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 75 del 1 1.08.2014; 

9. Di dichiarare che il Comune di Amatrice non si trova in stato di dissesto finanziario; 

10. Di nominare, per 1’ opera pubblica in epigrafe, quale responsabile del procedimento di cui 
all’ art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.m.ii. il Geom. Danilo Salvetta, gid Responsabile del IV 
Settore, Ufficio Tecnico, “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”; 

VISTA la nota prot. n° 7431 del 26.08.2014 con la quale si e rivolta alia Regione lazio formale 
istanza di aiuto per beneficiare dei contributi previsti dalla misura 322 del PSR del Lazio 2007/2013 
per l’opera pubblica dianzi richiamata; 

VISTA la nota prot. n° 721082/GR/04/21 del 30.12.2014, assunta al protocollo comunale in data 
15.01.2014 al n° 367, con la quale la Regione lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, caccia e Pesca, in esito alia richiesta di finanziamento di cui al punto che precede, ha 
comunicato che con Determ inazi one n. G19292 del 30.12.2014, la domanda medesima e stata 
approvata ed ammessa a finanziamento; 

VISTO il prowedimento di Concessione degli aiuti n. 10/322/2014 del 30.12.2014, prot. n° 
721082/GR/04/21 del 30.12.2014, assunto al protocollo comunale in data 26.01.2014 al n° 647, 
rilasciato dalla Direzione Regionale anzidetta, recante le clausole e le prescrizioni regolanti il 
finanziamento concesso, che si allega al presente prowedimento per formarne sua parte integrante e 
sostanziale sub lett. “A”; 

DATO ATTO CHE il suddetto prowedimento prescrive, pena la revoca del finanziamento 
concesso, che questo Comune debba far pervenire presso l’Area Economia Ittica e Gestione 
Sostenibile delle Risorse della Regione Lazio entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 
accertata notifica dello stesso (awenuta in data 22.01.2015), la deliberazione di accettazione 
incondizionata delle clausole e delle prescrizioni contenute nel prowedimento di concessione del 
contributo con la quale: 

Si recepisce il prowedimento di concessione del contributo (da riconsegnare sottoscritto e 
timbrato in ciascuna pagina); 

- Si riapprova il progetto esecutivo ed il quadro economico (a seguito delle somme ammesse a 
finanziamento); 

Di da atto dello stanziamento nelfapposito capitolo di bilancio della somma necessaria alia 
realizzazione del progetto ivi compresa la quota relativa all’IVA pur non ammissibile a 
contributo; 

RITENUTO dover adempiere in conformita alle prescrizioni dettate dal prowedimento di 

concessione degli aiuti sopra richiamato; 

VISTO il progetto esecutivo denominato “PSR 2007/2013 - Misura 322 - Sviluppo e 

rinnovamento dei villaggi” per la riqualificazione con ripristino delle infrastrutture essenziali nei 
piccoli centri abitati di: Collecreta, Voceto e Villa S.S. Lorenzo e Flaviano”, redatto dall’ufficio 
tecnico, IV Settore “LL.PP. - Manutenzione e Patrimonio”, opportunamente rimodulato nel Quadro 
tecnico Economico, per come di seguito riportato, a seguito delle variazioni indicate nel 

prowedimento di Concessione degli aiuti per le spese dichiarate totalmente o parzialmente 

ammissibili: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Importo dei Lavori €. 117.809,30 

Di cui 6. 8.000,00 per Oneri per la sicurezza 

(a carico della Regione 

Lazio) €. 117.809,30 

B) Somme a disposizione delFAmministrazione 



€. 3.201,71 


Bl) Spese consulenza tecnica (a carico della Regione 

Lazio ) 

B3) Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/06 (a 

carico della Regione Lazio) 

B4) I.V.A. al 22% su Bl) (a carico del Comune ) 

B5) I.V.A. 10% su A) (a carico del Comune) 

Totale Somme a Disposizione €. 18.043,21 

TOTALE PROGETTO €. 135.852,51 

costituito dai seguenti elaborati che se pur non materialmente allegati al presente prowedimento ne 
costituiscono sua parte integrante e sostanziale rimanendo depositati presso rUfficio tecnico IV 
Settore “ L.PP . - Manutenzioni e Patrimonio”'. 

1 . relazione tecnica illustrativa; 

2. inquadramento territoriale; 

3 . elaborato grafico con documentazione fotografica; 

4. elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi; 

5. computo metrico estimativo; 

6. piano di manutenzione dell’opera; 

7. schema di contratto; 

8. capitolato speciale d’appalto; 

9. quadro incidenza della manodopera; 

10. cronoprogramma dei lavori; 

1 1 . Dichiarazione ad integrazione alia deliberazione di G.C. n° 144 del 26.08.2014; 
12.Integrazione alia relazione tecnico illustrativa con dettagli sulle opere da realizzare ed i 

relativi materiali da utilizzare; 

1 3 . Rappresentazione alle opportune scale degli elaborati grafici ed inserimento di sezioni 
rappresentative sia della pavimentazione che delle opere di scarico; 

14. Relazioni specialistiche; 

VISTO il verbale di validazione redatto in data 06.02.2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del 
D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il quale si allega al presente prowedimento per formarne sua parte 
integrante e sostanziale sub lett. “B”; 

DATO ATTO delle seguenti quote di partecipazione per il finanziamento dell’ opera pubblica in 
epigrafe: 


progr. 

ENTE 

IMPORTO CONTRIBUTO 

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

01 

REGIONE LAZIO 

€. 123.367,20 

90,81% 

02 

COMUNE DI AMATRICE 

€. 12.485,31 

9,19% 

TOTALE 

€. 135.852,51 

100,00% 


€. 2.356,19 
€. 704,38 
€. 11.780,93 


DATO ATTO CHE il suddetto intervento e stato inserito nel Programma Triennale delle OO. PP. 
2014-2016 previa approvazione awenuta con Delibera di C.C. n° 75 del 1 1.08.2014; 

VISTO il decreto legislative n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture); 

VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii. (regolamento attuativo del codice dei contratti 
pubblici); 

VISTO lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e 
ss.mm.ii.; 




VISTO il regolamento Comunale degli Ufflci e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 
31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

VISTO il prowedimento sindacale n° 06 del 19/06/2014 con il quale e stato attribuito l’incarico di 
Responsabile del Servizio “ Lavori Pubblici - Manutenzioni e Palrimonid' al Geom. Danilo Salvetta; 

Tutto cid premesso e considerato; 

Con voti unanimi favorevoli 


DELIBERA 

1- di riconoscere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende 
integralmente riportata; 

2- di ri-approvare il progetto esecutivo, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, 
il cronoprogramma dei lavori dell’ opera pubblica denominata “PSR 2007/2013 - Misura 322 - 
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” per la riqualificazione con ripristino delle infrastrutture 
essenziali nei piccoli centri abitati di: Collecreta, Voceto e Villa S.S. Lorenzo e Flaviano”, 
redatto dal Capo del IV Settore, Ufficio Tecnico “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”, Geom. 
Danilo Salvetta, opportunamente rimodulato nel Quadro tecnico Economico, per come di seguito 
riportato, a seguito delle variazioni indicate nel prowedimento di Concessione degli aiuti per le 
spese dichiarate totalmente o parzialmente ammissibili: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Importo dei Lavori €. 117.809,30 

Di cui 6. 8.000,00 per Oneri per la sicurezza 

(a carico della Regione 

Lazio) €. 117.809,30 

B) Somme a disposizione delFAmministrazione 

Bl) Spese consulenza tecnica (a carico della Regione 

Lazio) 

B3) Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/06 (a 

carico della Regione Lazio) 

B4) I.V.A. al 22% su Bl) (a carico del Contune) 

B5) I.V.A. 10% su A) ( a carico del Comune) 

Totale Somme a Disposizione €■ 18.043,21 

TOTALE PROGETTO €. 135.852,51 

costituito dai seguenti elaborati che se pur non materialmente allegati al presente prowedimento ne 
costituiscono sua parte integrante e sostanziale rimanendo depositati presso l’Ufficio tecnico IV 
Settore “ L.PP . - Manutenzioni e Patrimonio'"'. 

1 . relazione tecnica illustrativa; 

2. inquadramento territoriale; 

3. elaborato grafico con documentazione fotografica; 

4. elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi; 

5. computo metrico estimativo; 

6. piano di manutenzione dell’opera; 

7. schema di contratto; 

8. capitolato speciale d’appalto; 

9. quadro incidenza della manodopera; 


€. 3.201,71 

€. 2.356,19 
€. 704,38 
€. 11.780,93 



10. cronoprogramma dei lavori; 

1 1 . Dichiarazione ad integrazione alia deliberazione di G.C. n° 144 del 26.08.2014; 

12.Integrazione alia relazione tecnico illustrativa con dettagli sulle opere da realizzare ed i 

relativi materiali da utilizzare; 

1 3 . Rappresentazione alle opportune scale degli elaborati grafici ed inserimento di sezioni 
rappresentative sia della pavimentazione che delle opere di scarico; 

14. Relazioni specialistiche; 

3- di accettare incondizionatamente le clausole e le prescrizioni contenute nel prowedimento di 
concessione del contributo degli aiuti n. 10/322/2014 del 30.12.2014, prot. n° 721082/GR/04/21 
del 30.12.2014, assunto al protocollo comunale in data 26.01.2014 al n° 647, rilasciato dalla 
Direzione Regionale anzidetta, recante le clausole e le prescrizioni regolanti il finanziamento 
concesso, che si allega al presente prowedimento per formarne sua parte integrante e sostanziale 
sub lett. “A”; 

4- di recepire il prowedimento di concessione del contributo di cui al precedente punto; 


5- Di dare atto delle seguenti quote di partecipazione per il finanziamento dell’ opera pubblica in 


epigrafe: 


progr. 

ENTE 

IMPORTO CONTRIBUTO 

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

01 

REGIONE LAZIO 

6. 123.367,20 

90,81% 

02 

COMUNE DI AMATRICE 

€. 12.485,31 

9,19% 

TOTALE 

€. 135.852,51 

100,00% 


6- Di dare atto dell’awenuto stanziamento nell’apposito capitolo di bilancio della somma necessaria 
alia realizzazione del progetto ivi compresa la quota relativa all’IVA pur non ammissibile a 
contributo; 

7- Di dare atto che con delibera di C.C. n° 3 del 01.02.2015 e stata iscritta nel redigendo Bilancio 
2015 la somma di €. 123.367,20 derivante dal Finanziamento Regionale; 

8- Di dare atto che la quota a carico del Comune sara imputata al Capitolo 2105/03 del redigendo 
Bilancio 2015; 

9- Di trasmettere il presente prowedimento, unitamente agli allegati, alia Regione Lazio Area Economia 
Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse della Regione Lazio nei termini indicati nel 
prowedimento di concessione degli aiuti; 

10- Di dichiarare con separata votazione palese ad esito unanime il presente prowedimento 
immediatamente esecutivo. 




La presente deliberazione viene cost sottoscritta: 


IL SINDACO 


IL SEGRETARIO 


F.to SERGIO PIROZZI 


F.to DOTT. SIMONE LODOVISI 


Attesto che la presente deliberazione e pubblicata all’Albo Comunale dal 16-02-2015 Reg. 165 

Li 16-02-2015 


IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI 


E’ copia confonne all’originale 
//, 16-02-2015 

IL SEGRETARIO 
DOTT. SIMONE LODOVISI 


La presente deliberazione trascorsi 10 giomi dalla suindicata data di inizio pubblicazione, e divenuta 

esecutiva 

li, 13-02-2015 

El ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

El Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali. 
li, 13-02-2015 


IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI 



